जिल्हा रुग्णालय बीड येथील areafhar 
विभागाची दुरुस्तीचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/ प्र.क्र.२२२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 
३/ टे-६/जिरुबीडशास्त्रक्रियाविभादुरु/१३३२-३३/२०, दि.०३.०१.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
जिल्हा रुग्णालय बीड येथील शास्त्रक्रिया विभाग दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड, जिल्हा बीड यांनी तयार केले आहे. सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१९-२० च्या दरसूचिवर आधारित दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
जिल्हा रुग्णालय बीड येथील शास्त्रक्रिया विभाग दुरुस्तीच्या कामासाठी एकूण रु.६१.१३ 
लाखाच्या (एकसष्ट लाख, तेरा हजार फक्त) अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
RECAPITULATION SHEET 
1) Building Proper - Rs.28,44,228/- 
2) Electrification - Rs.25,00,000/- 
Provision for contingencies 4% - Rs.1,13,769/- 
GST 12% - Rs.6,41,307/- 
Insurance Charges - Rs.14,221/- 


Total Rs.61,13,525/- 


२. सदर कामावरील खर्च पुढील लेखाशीर्षामधील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
“gogo. वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.२२२/ आरोग्य-४ 


११०- रुग्णालये व दवाखाने 
(१)(अ)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती 
१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र 
(००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) 
५३- मोठी बांधकामे ” 
३. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र. २५६/१९/इमा-२, 
दि.१४.०६.२०१९ आणि वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 2093/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग- 
पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१८११४३७६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
२. संचालक आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

३. संचालक आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, पुणे. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, बीड. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१०.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.२२२/ आरोग्य-४ 


११.वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


